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शासनं निर्णय क्रमांक- cera oo Wy. we. Loe Tas 
मंत्रालंय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- २९ मोव्हेंबर,२००२ 
पहाः: १) कारागृह मंहानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक: 
बीएलडी/१८९४/कंक्ष-३,दिनांक ३९५,२००१. ° 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.विअप्र-१०००/प्र.क्र.इ६/२००१/ 
, दिनांक १९.७.२००१. . .. 


शासन निर्णयः बोर्ड जिल्हा कारागृह येथे. अधिसेविकेसाठी निवासस्थाने बांधण्याकरिता येणाऱ्या 
रु.२,०९,७१५/-.च्या wate अंदाजपत्रकास व आांधकामाच्या तकाशास प्रशासकौय मान्यता मंजूर 
'कराबी अशी कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी शासनास 'बिनंती केली आहे. तसेच 
: . खर्चाच्या अंदाजपत्रकास a बांधकामाच्या नकाशास अधिक्षक. अभियंता बं कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकांम निभाग मंडळे बीड यांनी मंजूरी दिली FRET एकूण प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता दयाबी अशी शासनास विनंती केली आहे; व 


२. कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी शासनाच्या असे निदर्शनास. आणले आहे की, 
"ats जिल्हा कारागृहातील अधिसेबिकेसाठी राहण्याकरिता. स्वतंत्र अशी - जागा नसून .ल्यांसा . 
_ 'गैरसोयीमध्ये अनेक ad रहावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी निवासस्थान बांधल्यास त्यांची रहाण्याची 

"गैरसोय दूर होऊन उत्तम राष्टण्याची व्यवस्था हाईलं. त्याचप्रमाणे बीड जिल्हा कारागृहामध्ये कैदयांना 
-: पैमतेपेक्षा gare ठेवावे लागते. त्यामुळे' त्यांच्यात अनेक at भांडण तंटे होतात तसेच | 
| त्यांच्या आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होतो. या सर्व बानींचा विचार करून सदर प्रस्ताबांस प्रशासकीय 

'मान्यता मंजूर करादी अशी विनंती केली आहे. 


... ३. . खीड जिल्हा कारागृह येथे अधिसेविकेसाठी निवासस्थाने: बांधणे याबाबतचा कारांगृह 
. महानिरीक्षक पुणे यांनी शासनास सादर केलेला प्रस्ताब हा रु. २,०९,७९५/- इतक्या खर्चाचा असूनतो 
बित्तिय अधिकाराच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे-यास वित्तीय अधिकार Pia पुस्तिका ह क ग भाग 
पहिला उप विभाग भाच महाराष्ट्र सां्बजनिक बांधकाम निंयंमपुस्तिका अंतगत ी 
| ARS, परिच्छेद Rex, रकाना क्र. ५ व ६ मध्ये नमूद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून तसेच वित्त 
' बिभाग;शासन निर्णय क्रमांक- -विअप्र- १०००/ प्र:क:४६/२००६बिनियम.दिनांक १९.७ Yoo अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाना प्रप-न.करण्यात. आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा are करुन बीड 
'जिल्हा कारागृह येथे ४'धिसेविकेसाठी निवासस्थाने गांधण्यासंभधीचा रु.. २,०९,७१५/- च्या खर्चाच्या 
| अंदाजपत्रकास व नांधकामाच्या नंकाशास अशा रु. २,०९,७१५/- (eet लक्ष*नऊ हजार सातशे 


अटींच्या अंधीन राहून शासन या आदेशाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता eo 


१) प्रस्तावित कामांच्या खर्चाची mage अर्थसंकल्पात झाल्याशिवाय कॉमास 
सुरुवात.करु-नर्ये; 
२) यापूर्वी प्रशासकीय, मान्यता दिलेली कामे प्रथम: पूर्ण करण्यात याबींत व नंतरच 
या. कामास करावी, र 
) सदरचे काम मंजूर अनुदानातूनच पूर्ण,करण्यात यावे. यास अतिरिक्त 
अनुदान मंजूर करण्यांत येणार नाही... ... . 


४, यासाठी होणारा खर्थ "मुख्य लेखाशिर्ष ४२१६ गृह निर्माणावरील भांडवली खर्च (२) न 

तुरुंग ':पंचबाप्रिक योजनांतर्गत ster 11101 ली:खर्ची;टाकण्यांत यावा, क, 
| शासन. नि्णेय.सार्वनिकर- गणक! मत्त जिगाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.२५२२/का.१४१७;दिनांक !9.१७, म्सलीले-यवित दिनांक 


pei. ९७८२९०१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंजालयीन प्रशासकीय बि गा 
aera arses निर्गमित करण्यांत येत आहे. .- ,. .. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 


2.7. “उमहालेफ्रायाल; oa नची तळी कीक ae 


